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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιερός Μητροπόλε- 


ως Αττικής. 1 

Σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιερός Μητροπόλε- 

ως Βέροιας, Ναούσης και Κομπανίας. 2 

Σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιερός Μητροπόλε¬ 
ως Θηβών και Λεβαδείας. 3 

Σύσταση τεχνικής υπηρεσίας της Ιερός Μητρόπολης 
Λευκάδος και Ιθάκης. 4 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Πράξη 54η (1) 

Σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιερός Μητροπόλεως 
Αττικής. 

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αφού έλαβε υπ’ όψη του: 

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 590/1977 «Περί Κατα¬ 
στατικού Χάρτου της Εκκλησίαςτης Ελλάδος (ΦΕΚ146 Α'). 

β) Τις σχετικές διατάξεις του υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανονι¬ 
σμού της Ιερός Συνόδου της Εκκλησίαςτης Ελλάδος «Πε¬ 
ρί Ιερών Ναών και Ενοριών», καθώς και του υπ’ αριθμ. 
55/1974 Κανονισμού «Περί μελέτης και εκτελέσεως απά¬ 
ντων των εκκλησιαστικών Έργων», 

γ) Την ανάγκη οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας στην 
Ιερά Μητρόπολη, για την εκτέλεση των Εκκλησιαστικών 
έργων και 

δ) Την ανάγκη καθορισμού των Οργάνων Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμο 
1418/1984, το Π.Δ. 609/1985 και το Π.Δ. 23/1993 για την 
αντιμετώπιση της εκτελέσεως των έργων της Ιεράς Μη¬ 
τροπόλεως, τα οποία χρηματοδοτούνται από τις Δημό¬ 
σιες επενδύσεις και τις επενδύσεις του Γ’ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης. 

ε) Το υπ’ αριθμ. 1243/806/28.4.2004, εγκύκλιο σημείωμα 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίαςτης Ελλάδος «Περί συ- 
στάσεως Τεχνικής Υπηρεσίας εις τας Ιεράς Μητροπό- 
λεις». 


ορίζει τα εξής: 

1. Ως αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του Π.Δ. 
23/1993 ορίζεται το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Αττικής. 

2. Ως προϊσταμένη αρχή, κατά την έννοια του Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ.609/1985, ορίζεται επίσης το Μη- 
τροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής. 

3. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την έννοια του Νό¬ 
μου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται η Τεχνική 
υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής. 

4. Ως επιβλέπουσα Υπηρεσία, ορίζονται τα μέλη της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας, τα οποία ασκούν και καθήκοντα Επι- 
βλέποντος Μηχανικού κατ’ ανάθεση. Επιπλέον καθήκο¬ 
ντα επιβλέποντος μηχανικού μπορούν να ανατεθούν και 
σε άλλα πρόσωπα, ιδιώτες μηχανικούς, οίτινες μπορούν 
να προσληφθούν από την Ιερά Μητρόπολη, με σύμβαση 
ορισμένου έργου ή ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των 
αναγκώντων εργολαβιών οι οποίες δεν μπορούν να καλυ¬ 
φθούν από την Τεχνική Υ υπηρεσία. 

5. Ως Τεχνικό Συμβούλιο, κατά την έννοια του Ν. 1418/ 
1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται το τεχνικό Συμβού¬ 
λιο της οικείας Νομαρχίας, η οποία γνωματεύει, εισηγεί- 
ται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλεση έργων και των τυ¬ 
χόν ανακυψάντων διαφορών και προβλημάτων επ’ αυτών. 

6. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των 
Δημοσίων Έργων διέπει τις καταρτιθησομένες συμβά¬ 
σεις εκτελέσεωςέργωντης Ιεράς Μητροπόλεως, υπάτην 
έννοια ισχύος των διατάξεών του, ως συμβατικών ρη¬ 
τρών. 

7. Διαφωνίες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν, επιλύο¬ 
νται στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση την καθ’ ύλη και κα¬ 
τά τόπο αρμοδιότητα, όπως αυτή ορίζεται από το Κ.Π.Α., 
μετά την εξάντληση της Προδικασίας, όπως αυτή προ- 
βλέπεταιδιατου Νόμου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, 
αποφαινομένου, επί των αιτήσεων θεραπείας, του Μη- 
τροπολιτικού Συμβουλίου, μετά γνώμης του Τεχνικού 
Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως. 

8. Η σύνταξη μελετών των προς εκτέλεση έργων, πραγ¬ 
ματοποιείται από την Τεχνική υπηρεσία, η δε θεώρησή 
τους, υπάτου Προϊσταμένου της. 

9. Για τη δημοπράτηση των έργων, οι μελέτες που συ- 
ντάσσονται, εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή, δη¬ 
λαδή το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει και 
τη σχετική διακήρυξη. 
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10. Σε περίπτωση, κατά την οποία η Τεχνική Υπηρεσία 
αδυνατεί να συντάξει και να εκπονήσει τις σχετικές μελέ¬ 
τες, μπορεί να ανατεθεί η εκπόνησή τους σε ειδικό, έμπει¬ 
ρο επί του προς εκτέλεση έργου, μηχανικό, κατόπιν απο- 
φάσεως της Προϊσταμένης αρχής και μετά από εισήγηση 
του Τεχνικού Συμβουλίου. Οι μελέτες, οι οποίες θα συ- 
ντάσσονται από τρίτους, θα θεωρούνται από την Τεχνική 
Υπηρεσία και θα εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή. 

Κατά ταύτα η οργάνωση της Τεχνικής υπηρεσίας για 
την εκτέλεση Εκκλησιαστικών Έργων στην Ιερά Μητρό¬ 
πολη Αττικής καθορίζεται ως κάτωθι: 

1. Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο θα ορίζει και τον Προϊ¬ 
στάμενο της υπηρεσίας, η οποία ενεργεί και ως Επιβλέ- 
πουσα υπηρεσία. 

2. Η Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Τεχνική υπηρεσία 
της Ιερός Μητροπόλεως, αποτελούμενη από 3 μηχανι¬ 
κούς, διοριζόμενους, υπό του οικείου Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου, επίτριετή θητεία, δυναμένη να ανανεωθεί. 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κηφισιά, 8 Απριλίου 2004 

Ο Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου 
1- Ο Αττικής ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

-♦- 

Πράξη 3 (2) 

Σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιερός Μητροπόλεως 
Βέροιας, Ναούσης και Κομπανίας. 

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

Α. Τας σχετικός διατάξεις του Νόμου 590/1977 «περί 
Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». 

Β. Τας σχετικός διατάξειςτου υπ’ αριθμ. 8/1978 Κανονι¬ 
σμού της Ιερός Συνόδου «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» 

Γ. Την ανάγκην οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά 
τη Ιερά Μητροπόλει, διά την εκτέλεσιν των Εκκλησιαστι¬ 
κών Έργων. 

Δ. την ανάγκην καθορισμού των Οργάνων Τεχνικής 
Υπηρεσίας, όπως αυτό προβλέπονται από το Νόμο 
1418/1984, το Π.Δ. 609/1985 και το Π.Δ. 23/1993 διά την 
αντιμετώπισιν της εκτελέσεως των Έργων της Ιερός Μη¬ 
τροπόλεως, τα οποία χρηματοδοτούνται από τας Δημο¬ 
σίους Επενδύσεις, καθώς και από τας Επενδύσεις του Γ’ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως και άλλων συναφών 
Επενδύσεων. 

Ε. Το υπ’ αριθμ. 1243/806/28.4.2004 εγκύκλιο σημείωμα 
της Ιερός Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί συ- 
στάσεως Τεχνικής Υπηρεσίας ειςτας Ιερός Μητροπόλεις». 

Αποφασίζει τη σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιερός 
Μητροπόλεως Βέροιας Ναούσης και Κομπανίας και ορί¬ 
ζει τα κάτωθι: 

1. Ως Αναθέτουσα Αρχή, κατά την έννοιαν του Π.Δ. 
23/1993, ορίζεται το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιε¬ 
ρός Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και Κομπανίας 

2. Ως Προϊσταμένη Αρχή, κατά την έννοιαν του Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται επίσης το Μη- 
τροπολιτικόνΣυμβούλιοντης Ιερός Μητροπόλεως Βέροι¬ 
ας, Ναούσης και Κομπανίας 


3. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την έννοια του Νό¬ 
μου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται η Τεχνική 
Υπηρεσία της Ιερός Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και 
Κομπανίας 

4 Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ορίζονται τα μέλη της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας, τα οποία ασκούν και καθήκοντα Επι- 
βλέποντος Μηχανικού κατ’ ανάθεσιν. Επί πλέον καθήκο¬ 
ντα Επιβλέποντος Μηχανικού, δύνανται να ανατεθούν και 
εις έτερα πρόσωπα, ιδιώτας Μηχανικούς, οίτινες δύνα- 
νται να προσληφθούν εκ της Ιερός Μητροπόλεως, διά 
συμβάσεως ωρισμένου έργου ή ωρισμένου χρόνου, προς 
κάλυψιν των αναγκών των εργολαβιών αι οποίαι δεν δύ- 
νανται να καλυφθούν υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

5. Ως Τεχνικόν Συμβούλιον, κατά την έννοιαν του Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται το Τεχνικό Συμ¬ 
βούλιο της οικείας Νομαρχίας, το οποίον γνωματεύει, ει- 
σηγείται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλεσιν έργων και 
των τυχόν ανακυψάντων διαφορών και προβλημάτων επ’ 
αυτών 

6. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των 
Δημοσίων Έργων διέπειτας καταρτιθησομένας Συμβάσεις 
εκτελέσεως έργων της Ιερός Μητροπόλεως, υπό την έννοι¬ 
αν ισχύος των διατάξεώντου, ως συμβατικών ρητρών. 

7. Διαφωνίας αίτινες τυχόν να προκύψουν, επιλύονται 
εις τα αρμόδια Δικαστήρια, με βάσιντην καθ’ ύλην και τό¬ 
πον αρμοδιότητα, όπως αύτη ορίζεται από το Κ.Π.Α., με¬ 
τά την εξάντλησιν της Προδικασίας, όπως αύτη προβλέ- 
πεται διά του Νόμου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, 
αποφαινομένου επί των αιτήσεων θεραπείας, του Μητρο- 
πολιτικού Συμβουλίου, μετά γνώμης του Τεχνικού Συμ¬ 
βουλίου της Ιερός Μητροπόλεως. 

8. Η σύνταξις Μελετών των προς εκτέλεσιν έργων, 
πραγματοποιείται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας, η δε θεώ- 
ρησις αυτών υπό του Προϊσταμένου αυτής. 

9. Διάτηνδημοπράτησιντωνέργων, αισυνταχθείσαιμε- 
λέται, εγκρίνονται υπάτης Προϊσταμένης Αρχής, δηλαδή 
το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, το οποίον εγκρίνει και 
την σχετικήν διακήρυξιν. 

10. Εις περίπτωσιν, καθ’ ήν η Τεχνική Υπηρεσία αδυνα¬ 
τεί να σύνταξη και να εκπονήσει τας σχετικός Μελέτας, 
δύναται να ανατεθή η εκπόνησις αυτών εις ειδικόν έμπει¬ 
ρον επί του προς εκτέλεσιν έργου Μηχανικόν, κατόπιν 
αποφάσεωςτης Προϊσταμένης Αρχής, και μετά εισήγησιν 
του Τεχνικού Συμβουλίου. Αι Μελέται, αι οποίαι συντάσ- 
σονται υπό τρίτων, θεωρούνται υπό της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας και εγκρίνονται υπό της Προϊσταμένης Αρχής. 

Κατά ταύτα η οργάνωσις Τεχνικής Υπηρεσίας δια την 
εκτέλεσιν Εκκλησιαστικών Έργων εις την Ιερόν Μητρό- 
πολιν Βέροιας, Ναούσης και Κομπανίας καθορίζεται ως 
κάτωθι: 

α. η Προϊσταμένη Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή είναι το 
Μητροπολιτικόν Συμβούλιοντης Ιερός Μητροπόλεως Βέ¬ 
ροιας, Ναούσης και Κομπανίας 

β. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία 
της Ιερός Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και Κομπα¬ 
νίας η οποία στελεχώνεται υπό ενός Μηχανικού ως προϊ¬ 
σταμένου, και ενός ετέρου Μηχανικού. Η Τεχνική Υπηρε¬ 
σία ενεργεί και ως επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

γ. Το Τεχνικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη ορι- 
ζομένων με Απόφασιντου Μητροπολιτικού Συμβουλίου. 

ΟιΑρμοδιότητεςτηςΤεχνικής Υπηρεσίαςτης Ιερός Μη- 
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τροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και Κομπανίας είναι οι 
ακόλουθες: 

Εκπονεί τις μελέτες των τεχνικών και καλλιτεχνικών έρ¬ 
γων, παρακολουθεί, ελέγχει και εγκρίνει τις μελέτες που 
εκπονούν ιδιώτες μηχανικοί για τα έργα της Ιερός Μη- 
τροπόλεως, επιβλέπει και ελέγχει τις κατασκευές, επι¬ 
σκευές και συντηρήσεις των έργων αυτής που εκτελού- 
νται είτε με ανάδοχο είτε με αυτεπιστασία, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονισμού 55/1974 της Ιερός Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις συμπληρωματικές των 
αντιστοίχων Νόμων 716/1977 και 1418/1984 μετά των 
εκτελεστικών των Προεδρικών Διαταγμάτων και των συ¬ 
μπληρωματικών και τροποποιητικών αυτών Νόμων όπως 
ισχύουν σήμερα. 

Η Διεύθυνση της τεχνικής υπηρεσίας ασκείται από στέ¬ 
λεχος με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα απαιτού μέ¬ 
να από τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων και Εκκλη¬ 
σιαστικών υπαλλήλων και επί πλέον έχοντα: δίπλωμα μη¬ 
χανικού ΑΕΙ με εμπειρία σε μελέτες και επιβλέψεις 
τεχνικών έργων, άρτια γνώση χρήσης Η/Υ. 

11 Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Βέροια, 10 Μάίου 2004 
Ο Πρόεδρος του Μ.Σ. 
ί Ο Βέροιας και Ναούσης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

-♦- 

Αριθ. Γ/1/2004 (3) 

Σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Θηβών και Λεβαδείας. 

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

Α. Το υπ’ αριθμ. Πρ. 1243/28.4.2004 εγκύκλιον Σημείω¬ 
μα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί 
συστάσεως Τεχνικής Υπηρεσίας εις τας Ιεράς Μητροπό- 
λεις», 

Β. Τα σχετικός διατάξεις του Νόμου 590/1977 «Περί Κα¬ 
ταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», 

Γ. Τας σχετικός διατάξεις του υπ’ αριθμ. 8/1978 Κανονι¬ 
σμού της Ιεράς Συνόδου «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών». 

Δ. Την ανάγκην οργανώσεως Τεχνικής υπηρεσίας παρά 
τη Ιερά Μητροπόλει, διά την εκτέλεσιν των Εκκλησιαστι¬ 
κών Έργων. 

Ε. Την ανάγκην καθορισμού των οργάνων τεχνικής υπη¬ 
ρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμον 
1418/1984, το Π.Δ. 23/1993 δια την αντιμετώπισιν της 
εκτελέσεωςτωνέργωντης Ιεράς Μητροπόλεως, τα οποία 
χρηματοδοτούνται από τας Δημοσίας Επενδύσεις καθώς 
και από τας επενδύσεις του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στηρί- 
ξεως. 

Ορίζει τα ως κάτωθι: 

1. Ως αναθέτουσα αρχή κατά την έννοιαν του Π.Δ. 
23/1993, ορίζεται το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιε¬ 
ράς Μητροπόλεως Θηβών & Λεβαδείας. 

2. Ως προϊσταμένη αρχή, κατά την έννοιαν του Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται επίσης το Μη- 
τροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Θη¬ 
βών & Λεβαδείας. 

3. Ως διευθύνουσα υπηρεσία, κατά την έννοιαν του Νό¬ 


μου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεταιη Τεχνική 
Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών & Λεβαδείας. 

4. Ως επιβλέπουσα υπηρεσία, ορίζονται τα μέλη της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας, τα οποία ασκούν και καθήκοντα Επι- 
βλέποντος Μηχανικού κατ’ ανάθεσιν. Επί πλέον καθήκο¬ 
ντα Επιβλέποντος Μηχανικού, δύνανται να ανατεθούν και 
εις έτερα πρόσωπα, ιδιώτας μηχανικούς, οίτινες δύνανται 
ναπροσληφθούνέκτης Ιεράς Μητροπόλεως, δια συμβά- 
σεως ορισμένου έργου ή ορισμένου χρόνου, προς κάλυ- 
ψιν των αναγκών των εργολαβιών αι οποίαι δεν δύνανται 
να καλυφθώσιν υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

5. Ως Τεχνικόν Συμβούλιον, κατά την έννοιαν του Νόμου 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται το Τεχνικό Συμ¬ 
βούλιο της οικείας Νομαρχίας το οποίο γνωματεύει, ειση- 
γείται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλεσιν έργων και των 
τυχόν ανακυψάντων διαφορών και προβλημάτων επ’ αυ¬ 
τών. 

6. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των 
Δημοσίων Έργων διέπει τας καταρτισθησομένας συμβά¬ 
σεις εκτελέσεως έργωντης Ιεράς Μητροπόλεως, υπάτην 
έννοιαν ισχύος των διατάξεών του, ως συμβατικών ρη¬ 
τρών. 

7. Διαφωνίας αίτινες τυχόν προκύψουν, επιλύονται εις 
τα αρμόδια Δικαστήρια, με βάσιντην καθ’ ύλην και τόπον 
αρμοδιότητα, όπως αυτή ορίζεται από το Κ.Π.Α., μετά την 
εξάντλησιντης προδικασίας, όπως αυτή προβλέπεται δια 
του Νόμου 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, αποφαινό- 
μενου επί των αιτήσεων θεραπείας, του Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου, μετά γνώμην του τεχνικού συμβουλίου της 
Ιεράς Μητροπόλεως. 

8. Η σύνταξις μελετώντων προς εκτέλεσιν έργων, πραγ¬ 
ματοποιείται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας, η δε θεώρησις 
αυτών υπό της Πρόίσταμένης Αρχής. 

9. Δια την δημοπράτησιν των έργων, αι συνταχθείσαι, 
μελέται, εγκρίνονται υπό της Πρόίσταμένης Αρχής, δη¬ 
λαδή το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, το οποίον εγκρίνει 
και την σχετικήν διακήρυξιν. 

10. Εις περίπτωσιν, καθ’ ην η τεχνική υπηρεσία αδυνατεί 
να σύνταξη και να εκπόνηση τας σχετικός Μελέτας, δύ- 
ναται να ανατεθή η εκπόνησις αυτών εις ειδικόν έμπειρον 
επί του προς εκτέλεσιν έργου μηχανικόν, κατόπιν αποφά- 
σεως της Πρόίσταμένης Αρχής, και μετά εισήγησιν του 
Τεχνικού Συμβουλίου. Αι μελέται, αι οποίαι συντάσσονται 
υπό τρίτων, θεωρούνται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
εγκρίνονται από την Πρόίσταμένην Αρχήν. 

Κατά ταύτα η οργάνωσις Τεχνικής Υπηρεσίας δια την 
εκτέλεσιν Εκκλησιαστικών Έργων εις την Ιεράν Μητρό- 
πολιν Θηβών & Λεβαδείας καθορίζεται ως κάτωθι: 

1. Η Προϊσταμένη Αρχή και ή Αναθέτουσα Αρχή είναι το 
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως 
Θηβών & Λεβαδείας 

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, είναι η Τεχνική Υπηρεσία 
της Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία στελεχώνεται εκ δύο 
μηχανικών, οριζομένων υπό του Μητροπολιτικού Συμ¬ 
βουλίου, του πρώτου οριζομένου ως Προϊσταμένου της 
Υπηρεσίας, η οποία ενεργεί και ως επιβλέπουσα υπηρε¬ 
σία. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
Αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας 

Εκπονεί μελέτες των τεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, 
παρακολουθεί, ελέγχει και εγκρίνει τις μελέτες που εκπο¬ 
νούν ιδιώτες μηχανικοί για τα έργα της Ιεράς Μητροπό- 
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λεως, επιβλέπει και ελέγχειτις κατασκευές, επισκευές και 
συντηρήσεις των έργων αυτής που εκτελούνται είτε με 
ανάδοχο είτε με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Καν. 55/1974 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος τις συμπληρωματικές των αντίστοιχων Νόμων 
716/1977 και 1418/1984 μετά των εκτελεστικών το υς Π ρο- 
εδρικών Διαταγμάτων και των συμπληρωματικών καιτρο- 
ποποιητικών αυτών Νόμων όπως ισχύουν έως σήμερα. 

Τ μήματα Τ εχνικής Υπηρεσίας 

Α1. Τμήμα σχεδιασμού, εκπόνησης, Παρακολούθησης 
Μελετών και Προδιαγραφών. 

Το τμήμα ασχολείται με τον σχεδίασμά, εκπόνηση ή 
προκήρυξη, επίβλεψη και παραλαβή μελετών καθώς και 
τη σύνταξη προδιαγραφών για τα έργα (τεχνικά και καλ¬ 
λιτεχνικά) που πρόκειται να εκτελεσθούν από την Ιερά 
Μητρόπολη. 

Συνοπτικά οι αρμοδιότητες του τμήματος περιγράφο- 
νται ως εξής: 

• Εκπόνηση προτάσεων προγραμμάτων, έργων και με¬ 
λετών. 

• Εκπόνηση μελετών και προδιαγραφών μελετών. 

• Διαδικασίες πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για ανάθεση μελετών. 

• Αξιολόγηση, επιλογή μελετητών. 

• Έλεγχος, επίβλεψη, διασφάλιση της ποιότητας των 
συντασσόμενων μελετών και τήρηση του Συμβατικού 
χρονοδιαγράμματος. 

• Παραλαβή μελετών. 

• Σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων. 

• Σύνταξη μηνιαίων δελτίων παρακολούθησης. 

• Σύνταξη τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης. 

• Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγη¬ 
σης έργων. 

• Παρακολούθηση και καταγραφήτης κατάστασηςτων 
ακινήτων. 

Α2. Τμήμα δημοπρατήσεων, συντηρήσεων και επιβλέ¬ 
ψεων Έργων 

Το τμήμα ασχολείται με την Δημοπράτηση και παρακο¬ 
λούθηση, τεχνική υποστήριξη, επίβλεψη και έλεγχο των 
έργων και συντηρήσεων (τεχνικών και καλλιτεχνικών) που 
υλοποιούνται από την Ιερά Μητρόπολη. 

Η κατασκευή των έργων δυνατόν να γίνεται είτε με επι¬ 
λογή αναδόχου (δημοπράτηση), είτε με αυτεπιστασία. 

Συνοπτικά το παραπάνω τμήμα έχει τις εξής αρμοδιό¬ 
τητες: 

Α. Οργάνωση Εργολαβίας-Δημοπρασίας Επιλογή Ανα¬ 
δόχου. 

• Έλεγχος ποσοτήτων προμετρήσεων υλικών και ερ¬ 
γασιών. 

• Έλεγχος και αναπροσαρμογή άρθρων των αναλυτι¬ 
κών τιμολογίων. 

• Έλεγχος και αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών 
κατασκευής. 

• Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης. 

• Διαδικασία Δημοπράτησης Έργων. 

• Αξιολόγηση Αναδόχου. Αξιολόγηση υφισταμένου ερ¬ 
γατικού δυναμικού. Αξιολόγηση επιμέρους Υπεργολά- 
βων στην περίπτωση Αυτεπιστασίας. 

• Σύνταξη Συμβάσεων-Συμφωνητικών. 


• Παραλαβή και έλεγχος εγγυητικών επιστολών. 

• Προετοιμασία Εργοταξίου (Χάραξη, οριοθέτηση, 
δειγματοληπτικές τομές κ.λπ.). 

• Εγκατάσταση και ενημέρωση Αναδόχου ή Υπεργολά- 
βων (Αυτεπιστασία). 

• Έρευνα και πρόσληψη επί πλέον εργατικού δυναμι¬ 
κού. 

• Αξιολόγηση υφισταμένου μηχανολογικού εξοπλι- 
σμού-Έρευνα αγοράς και προμήθεια του επί πλέον απαι- 
τούμενού εξοπλισμού. 

• Εξασφάλιση αναγκαίων πιστώσεων (Αυτεπιστασία). 

Β. Εγκατάσταση και προειτοιμασία εργοταξίου. 

Έλεγχος Αναδόχου για εξασφάλιση των απαραιτήτων 

αδειών, εγκρίσεων, αναγγελιών από τις αρμόδιες υπηρε¬ 
σίες. 

• Έλεγχος και έγκριση Χρονοδιαγράμματος-Οργανο- 
γράμματος Αναδόχου. 

• Μελέτη και σύνταξη Χρονοδιαγράμματος-Οργανο- 
γράμματος στα έργα πού εκτελούνται με Αυτεπιστασία. 

• Έλεγχος ποιότητας και πιστότητας υλικών, εργαστη¬ 
ριακοί έλεγχοι. 

• Έλεγχος πηγών λήψεων υλικών. 

• Έλεγχος στελέχωσης και τεχνικής κατάρτισης συ¬ 
νεργείων κατασκευής. 

• Έλεγχος μέτρων ασφαλείας και φύλαξης εργοταξί¬ 
ου. 

• Καθορισμός διακίνησης και αποθήκευσης υλικών και 
μηχανημάτων. 

• Μελέτη και καθορισμός υφισταμένων πηγών ενεργεί- 
ας για εργοταξιακή χρήση. 

• Έγκριση μελέτης Αναδόχου για την εγκατάσταση ει¬ 
δικού μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Στην Περίπτωση εκτέλεσης έργου με Αυτεπιστασία 

• Εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών, εγκρίσεων, 
αναγγελιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

• Αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση της διαδικα¬ 
σίας παραγωγής του έργου στους εμπλεκόμενους. 

• Καθορισμός του μηχανισμού παραγγελίας, διακίνη¬ 
σης και αποθήκευσης υλικών και μέσων κατασκευής. 

• Θέσπιση μέτρων ασφαλείας καί φύλαξης εργοταξίου. 

• Μελέτη καί καθορισμός υφισταμένων πηγών ενεργεί- 
ας για έργοταξιακή χρήση. 

• Επιμέρους μελέτες για την εγκατάσταση ειδικού μη¬ 
χανολογικού εξοπλισμού. 

• Επιμερισμός εργασιών και στελέχωση με τα αντίστοι¬ 
χα συνεργεία κατασκευής. 

• Εξασφάλιση καί τακτοποίηση των καταλυμάτων του 
εργατικού δυναμικού. Καθορισμός ημερησίου προγράμ¬ 
ματος διαβίωσης εργατών. 

Γ. Ανάπτυξη εργασιών κατασκευής. 

• Γνωμοδότηση επιμερισμού εργασιών και στελέχω¬ 
σης των αντίστοιχων συνεργείων κατασκευής. 

• Επίβλεψη των εκτελούμενων εργασιών (καθημερινή). 

• Επιμέτρηση των εκτελούμενων εργασιών (καθημερι¬ 
νή). 

• Σύνταξη καθημερινού αναλυτικού ημερολογίου πα¬ 
ρακολούθησης εργασιών. 

• Σύνταξη εβδομαδιαίου φύλλου αναφοράς προόδου 
εργασιών. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


18423 


• Ηλεκτρονική παρακολούθηση και επεξεργασία της 
προόδου εργασιών και κοστολογίων (Ριό)θοΙ Μαηερ- 
πίΘπί). 

• Οργάνωση βασικών πληροφοριών έργου. 

• Επεξεργασία βασικών πληροφοριών έργου. 

• Ανάπτυξη εργασιών έργου. 

• Οργάνωση διάρκειας καί συσχετίσεων εργασιών. 

• Προσθήκες εργασίας στα διαγράμματα ΟαηΙ (πληρο¬ 
φορίες χρόνου) και ΡθγΙ (πληροφορίες συσχέτισης εργα¬ 
σιών) . 

• Εξέταση επιπέδων λεπτομέρειας. 

• Οργάνωση βασικών ημερολογίων έργου από άποψη 
πόρων. 

• Εξέταση κόστους. 

• Διευθέτηση περιορισμών χρόνου. 

• Διευθέτηση ανταγωνισμών πόρων. 

• Προγραμματισμός και κόστος. 

• Επεξεργασία παρακολούθηση εργασιών με τα δια¬ 
γράμματα ΟαπΙ και Ρθγϊ. 

• Έλεγχος προόδου εργασιών. 

• Επισκόπηση της διαδικασίας ελέγχου. 

• Αλλαγή της διάρκειας εργασιών, απαλοιφή καθυστε¬ 
ρήσεων. 

• Εύρεση και αλλαγή των περιορισμών εργασίας. 

• Αναπρογραμματισμός εργασιών που έχουν καθυστε¬ 
ρήσει. 

• Σύγκριση τρέχοντος χρονοδιαγράμματος με το πλά¬ 
νο αναφοράς καί εμφάνιση ενδιάμεσου πλάνου. 

• Εξειδίκευση της αναφοράς εργασίας-Γροφήματα. 

• Σχεδιαστική υποστήριξη επεξήγησης κατασκευαστι¬ 
κών λεπτομερειών. 

• Αντιμετώπιση παρεκκλίσεων από την μελέτη σε συ¬ 
νεργασία με τους επιβλέποντες μελετητές. 

• Έρευνα αγοράς για την βελτιστοποίηση υλικών και 
τεχνικών κατασκευής. 

• Καθορισμός Νέων Εργασιών και Νέων Τιμών Μονά- 
δος. 

• Έλεγχος και έγκριση Αναλυτικών Επιμετρήσεων Ανα- 
δόχου. 

• Έλεγχος και έγκριση Π.Π.Α.Ε. Αναδόχου. 

• Έλεγχος και έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων 
Αναδόχου. 

• Έλεγχος και έγκριση Πιστοποιήσεων Αναδόχου. 

• Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος και οργανο¬ 
γράμματος. 

• Μελέτη, σύνταξη, και έγκριση Συμπληρωματικών 
Συμβάσεων με τον Ανάδοχο. 

• Τμηματική παραλαβή ολοκληρωμένων φάσεων του 
έργου. 

• Προσωρινή παραλαβή του έργου. 

• Οριστική παραλαβή του έργου. 

Η Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας ασκείται από στέ¬ 
λεχος με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα απαιτού μέ¬ 
να από τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων και Εκκλη¬ 
σιαστικών υπαλλήλων και επιπλέον έχοντα: Δίπλωμα Μη¬ 
χανικού Α.Ε.Ι, με ΙΟετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
μελέτες και επιβλέψεις τεχνικών έργων, άρτια γνώση μιας 
ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής και άρτια 
γνώση χρήσης και προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολο¬ 
γιστή. 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

ΕνΛεβαδείατη 17η Ιουνίου 2004 
Ο Πρόεδρος 

Τ Ο Θηβών & Λεβαδείας ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 


Αριθ. 1225 (4) 

Σύσταση τεχνικής υπηρεσίας της Ιεράς Μητρόπολης 
Λευκάδος και Ιθάκης. 

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 
Πράξις 223 

Έχον υπ’ όψιν: 

Α. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 590/ 1977 «Περί Κατα¬ 
στατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». 

Β. Τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 8/1978 Κανο¬ 
νισμού της Ιεράς Συνόδου «Περί Ιερών Ναών και Ενο¬ 
ριών». 

Γ. Την ανάγκη οργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά 
την Ιερά Μητρόπολη, για την εκτέλεση των Εκκλησιαστι¬ 
κών Έργων. 

Δ. Την ανάγκη καθορισμού των Οργάνων Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Ν. 1418/1984, 
το Π.Δ. 609/1985 καιτο Π.Δ. 23/1993, για την αντιμετώπι¬ 
ση της εκτέλεσης των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως 
Λευκάδος, που χρηματοδοτούνται από τις Δημόσιες 
Επενδύσεις καθώς και από τις Επενδύσεις του Γ Κοινοτι¬ 
κού Πλαισίου Στήριξης. 

Ε. Το υπ’ αριθμ.1243/ 806/28.4. 2004 εγκύκλιο σημείω¬ 
μα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί 
συστάσεως Τεχνικής Υπηρεσίας εις τας Ιεράς Μητροπό- 
λεις». 

Ορίζομε τα κάτωθι: 

1. Ως Αναθέτουσα Αρχή, (κατά την έννοια του Π.Δ. 23/ 
1993) ορίζεται το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης. 

2. Ως Προϊσταμένη Αρχή, κατά την έννοια του Ν. 1418/ 
1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται επίσης το Μητροπο- 
λιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και 
Ιθάκης. 

3. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την έννοια του 
Ν.1418/ 1984 και του Π.Δ. 609/ 1985, ορίζεται η Τεχνική 
Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης. 

4. Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ορίζονται τα μέλη της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας τα οποία ασκούν και καθήκοντα επιβλέ- 
ποντος μηχανικού κατ’ ανάθεσιν. Επί πλέον καθήκοντα 
Επιβλέποντος μηχανικού μπορούν να ανατεθούν και σε 
τρίτα πρόσωπα, ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι δύνανται 
να προσληφθούν από την Ιερά Μητρόπολη, με σύμβαση 
ορισμένου έργου ή ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη 
των αναγκών των εργολαβιών που δεν είναι δυνατόν να 
καλυφθούν από την Τεχνική Υπηρεσία. 

5. Ως Τεχνικό Συμβούλιο, κατά την έννοια του Ν. 1418/ 
1984 και του Π.Δ. 609/1985, ορίζεται το Τεχνικό Συμβού¬ 
λιο της οικείας Νομαρχίας το οποίο γνωματεύει εισηγεί- 
ται και εποπτεύει επί των υπό εκτέλεσιν έργων και των τυ¬ 
χόν ανακυψάντων διαφορών και προβλημάτων επ’ αυτών. 

6. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εκτελέσεως των 
Δημοσίων Έργων διέπει τις καταρτιθησόμενες Συμβάσεις 
εκτελέσεως έργων της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την έν¬ 
νοια ισχύος των διατάξεών του, ως συμβατικών ρητρών. 

7. Οι τυχόν δυνάμενες να προκύψουν διαφωνίες, επι¬ 
λύονται από τα αρμόδια δικαστήρια, με βάση την καθ’ ύλη 
και τόπο αρμοδιότητα, όπως αυτή ορίζεται από το Κ.Π.Α., 
μετά την εξάντληση της προδικασίας, όπως αυτή προ- 
βλέπεται από τον Ν. 1418/1984 καιτο Π .Δ. 609/1985, απο- 
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φαινόμενου επί των αιτήσεων θεραπείας, του Μητροπο- 
λιτικού Συμβουλίου μετά γνώμη του Τεχνικού Συμβουλί¬ 
ου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης. 

8. Η σύνταξη μελετών των προς εκτέλεση έργων, πραγ¬ 
ματοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία, η δε θεώρηση 
αυτών από τον Προϊστάμενο αυτής. 

9. Γιατην δημοπράτηση των έργων, οισυνταχθείσες με¬ 
λέτες, εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή δηλαδή το 
Μητροπολιτικό Συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει και την σχε¬ 
τική διακήρυξη. 

10. Σε περίπτωση αδυναμίας της Τεχνικής Υπηρεσίας 
να συντάξει και να εκπονήσει τις σχετικές Μελέτες, δύνα- 
ται να ανατεθεί η εκπόνηση αυτών σε ειδικό έμπειρο επί 
του προς εκτέλεση έργου Μηχανικόν, μετά από απόφαση 
της προϊσταμένης Αρχής. Οι μελέτες που συντάσσονται 
από τρίτους, θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία και 
εγκρίνονται από την προϊσταμένη Αρχή. 

Κατά ταύτα η οργάνωση Τεχνικής Υπηρεσίας για την 
εκτέλεση Εκκλησιαστικών έργων στην Ιερά Μητρόπολη 
Λευκάδος και Ιθάκης καθορίζονται ως κάτωθι: 

1. Η Προϊσταμένη Αρχή και η Αναθέτουσα Αρχή είναι το 
Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Λευ¬ 
κάδος και Ιθάκης. 

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, είναι η Τεχνική Υπηρεσία 
της Ιεράς Μητροπόλεως, που στελεχώνεται από τους Μη¬ 
χανικούς: 

α. Ζώη Μικρώνη Πολιτικό Μηχανικό και 

β. Απόστολο Ζαβιτσάνο. Πολιτικό Μηχανικό. 

Του πρώτου οριζόμενου ως Προϊσταμένου της Υπηρε¬ 
σίας, η οποία ενεργεί και ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας 

Εκπονεί τις μελέτες των τεχνικών και καλλιτεχνικών έρ¬ 
γων, παρακολουθεί, ελέγχει και εγκρίνει τις μελέτες που 
εκπονούν ιδιώτες Μηχανικοί για τα έργα της Ιεράς Μη¬ 
τροπόλεως, επιβλέπει και ελέγχει τις κατασκευές, επι¬ 
σκευές και συντηρήσεις έργων Αυτής που εκτελούνται εί¬ 
τε με Ανάδοχο είτε με Αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Καν. 55/1974 της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος τις συμπληρωματικές των αντι¬ 
στοίχων Νόμων 716/1977 και 1418/1984 μετά των εκτελε¬ 
στικών τους προεδρικών Διαταγμάτων και των συμπλη¬ 
ρωματικών καιτροποποιητικών αυτών Νόμων όπως ισχύ¬ 
ουν έως σήμερα. 

Τ μήματα Τ εχνικής Υπηρεσίας 

Α1. Τμήμα Σχεδιασμού, Εκπόνησης, Παρακολούθησης 
Μελετών και Προδιαγραφών 

Το τμήμα ασχολείται με τον σχεδίασμά, εκπόνηση ή 
προκήρυξη, επίβλεψη και παραλαβή μελετών καθώς και η 
σύνταξη προδιαγραφών για τα έργα (τεχνικά και καλλιτε¬ 
χνικά) που πρόκειται να εκτελεσθούν από την Ιερά Μη¬ 
τρόπολη. 

Συνοπτικά οι αρμοδιότητες του τμήματος περιγράφο- 
νται ως εξής: 

• Εκπόνηση προτάσεων προγραμμάτων έργων και με¬ 
λετών. 

• Εκπόνηση μελετών και προδιαγραφών μελετών. 

• Διαδικασίες πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για ανάθεση μελετών. 

• Αξιολόγηση επιλογή μελετών. 

• Έλεγχος, επίβλεψη, διασφάλιση της ποιότητας των 
συντασσόμενων μελετών και τήρηση του συμβατικού 
χρονοδιαγράμματος. 


• Παραλαβή μελετών. 

• Σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων. 

• Σύνταξη μηνιαίων δελτίων παρακολούθησης. 

• Σύνταξη τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης. 

• Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγη¬ 
σης έργων. 

• Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασηςτων 
ακινήτων. 

Α2. Τμήμα Δημοπρατήσεων, Συντηρήσεων και Επιβλέ¬ 
ψεων Έργων 

Το τμήμα ασχολείται με την Δημοπράτηση και παρακο¬ 
λούθηση, τεχνική υποστήριξη, επίβλεψη και έλεγχο των 
έργων και συντηρήσεων (τεχνικών και καλλιτεχνικών) που 
υλοποιούνται απάτην Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθά¬ 
κης. 

Η κατασκευή των έργων δυνατόν να γίνεται είτε με επι¬ 
λογή Αναδόχου (Δημοπράτηση) είτε με Αυτεπιστασία. 

Συνοπτικά το παραπάνω τμήμα έχει τις εξής αρμοδιό¬ 
τητες: 

Α. Οργάνωση Εργολαβίας - Δημοπρασίας - Επιλογή 
Αναδόχου 

• Έλεγχος ποιοτήτων προμετρήσεων υλικών και εργα¬ 
σιών. 

• Έλεγχος και αναπροσαρμογή άρθρων των αναλυτι¬ 
κών τιμολογίων. 

• Έλεγχος και αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών 
κατασκευής. 

• Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης. 

• Διαδικασία Δημοπράτησης Έργων. 

• Αξιολόγηση Αναδόχου, Αξιολόγηση υφισταμένου ερ¬ 
γατικού δυναμικού. Αξιολόγηση επιμέρους Υπεργολά- 
βων στην περίπτωση Αυτεπιστασίας. 

• Σύνταξη Συμβάσεων - Συμφωνητικών. 

• Παραλαβή και έλεγχος εγγυητικών επιστολών. 

• Προετοιμασία Εργοταξίου (Χάραξη, οριοθέτηση, 
δειγματοληπτικές τομές κ.λ.π.). 

• Εγκατάσταση και ενημέρωση Αναδόχου ή Υπεργολά- 
βων (Αυτεπιστασία). 

• Έρευνα και πρόσληψη επί πλέον εργατικού δυναμι¬ 
κού. 

• Αξιολόγηση υφισταμένου μηχανολογικού εξοπλι¬ 
σμού - Έρευνα αγοράς και προμήθεια του επιπλέον απαι- 
τούμενου εξοπλισμού. 

Β. Εγκατάσταση και προετοιμασία εργοταξίου 

• Έλεγχος Αναδόχου για εξασφάλιση των απαραίτη¬ 
των αδειών, εγκρίσεων, αναγγελιών από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. 

• Έλεγχος και έγκριση Χρονοδιαγράμματος- Οργανο¬ 
γράμματος Αναδόχου. 

• Μελέτη και σύνταξη Χρονοδιαγράμματος - Οργανο¬ 
γράμματος στα έργα που εκτελούνται με Αυτεπιστασία. 

• Έλεγχος ποιότητας και πιστότητας υλικών, εργαστη¬ 
ριακοί έλεγχοι. 

• Έλεγχος πηγών λήψεως υλικών. 

• Έλεγχος στελέχωσης και Τεχνικής κατάρτισης συ¬ 
νεργείων κατασκευής. 

• Έλεγχος μέτρων ασφαλείας και φύλαξης εργοταξί¬ 
ου. 

• Καθορισμός διακίνησης και αποθήκευσης υλικών και 
μηχανημάτων. 

• Μελέτη και καθορισμός υφισταμένων πηγών ενεργεί- 
ας για εργοταξιακή χρήση. 
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• Έγκριση μελέτης αναδόχου για την εγκατάσταση ει¬ 
δικού μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Στην περίπτωση εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία. 

• Εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών, εγκρίσεων, 
αναγγελιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

• Αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση της διαδικα¬ 
σίας παραγωγής του έργου στους εμπλεκόμενους. 

• Καθορισμός του μηχανισμού παραγγελίας, διακίνη¬ 
σης και αποθήκευσης υλικών και μέσων κατασκευής. 

• Θέσπιση μέτρων ασφαλείας και φύλαξης εργοταξίου. 

• Μελέτη και καθορισμός υφιστάμενων πηγών ενέργει¬ 
ας για εργοταξιακή χρήση. 

• Επιμέρους μελέτες για την εγκατάσταση ειδικού μη¬ 
χανολογικού εξοπλισμού. 

• Επιμερισμός εργασιών και στελέχωση μετά αντίστοι¬ 
χα συνεργεία κατασκευής. 

• Εξασφάλιση και τακτοποίηση των καταλυμάτων του 
εργατικού δυναμικού. 

• Καθορισμός ημερήσιου προγράμματος διαβίωσης 
εργατών. 

Γ. Ανάπτυξη εργασιών κατασκευής 

• Γνωμοδότηση επιμερισμού εργασιών και στελέχω- 
σης των αντίστοιχων συνεργείων κατασκευής. 

• Επίβλεψη των εκτελούμενων εργασιών (καθημερινή). 

• Επιμέτριση των εκτελούμενων εργασιών (καθημερι¬ 
νή) 

• Σύνταξη καθημερινού αναλυτικού ημερολογίου πα¬ 
ρακολούθησης εργασιών. 

• Σύνταξη εβδομαδιαίου φύλλου αναφοράς προόδου 
εργασιών. 

• Ηλεκτρονική παρακολούθηση και επεξεργασία της 
προόδου εργασιών και κοστολογίων (Ργο)θοΙ Μαπαρβ- 
πίΘπΐ) 

• Οργάνωση βασικών πληροφοριών έργου. 

• Ανάπτυξη εργασιών έργου. 

• Οργάνωση διάρκειας και συσχετίσεων εργασιών. 

• Προσθήκες εργασίας διαγράμματα ΟαηΙ (πληροφο¬ 
ρίες χρόνου) και Ρθά (πληροφορίες, συσχετίσεις εργα¬ 
σιών) 

• Εξέταση επιπέδων λεπτομέρειας. 

• Οργάνωση βασικών ημερολογίων έργου από άποψη 
πόρων. 

• Εξέταση κόστους. 

• Διευθέτηση περιορισμών χρόνου. 

• Διευθέτηση ανταγωνισμών πόρων. 

• Προγραμματισμός και κόστος. 


• Επεξεργασία παρακολούθηση εργασιών με τα δια¬ 
γράμματα Οαηί και Ρθό. 

• Έλεγχος προόδου εργασιών. 

• Επισκόπηση της διαδικασίας ελέγχου. 

• Αλλαγή της διάρκειας εργασιών, απαλοιφή καθυστε¬ 
ρήσεων. 

• Εύρεση και αλλαγή των περιορισμών εργασίας. 

• Αναπρογραμματισμός εργασιών που έχουν καθυστε¬ 
ρήσει. 

• Σύγκριση τρέχοντος χρονοδιαγράμματος με το πλά¬ 
νο αναφοράς και εμφάνιση ενδιάμεσου πλάνου. 

• Εξειδίκευση της αναφοράς εργασίας - Γ ροφήματα. 

• Σχεδιαστική υποστήριξη επεξήγησης κατασκευαστι¬ 
κών λεπτομερειών. 

• Αντιμετώπιση παρεκκλίσεων απάτη μελέτη σε συνερ¬ 
γασία με τους επιβλέποντες μελετητές. 

• Έρευνα αγοράς για την βελτιστοποίηση υλικών και 
τεχνικών κατασκευής. 

• Καθορισμός νέων εργασιών και νέων τιμών μονάδος. 

• Έλεγχος και έγκριση αναλυτικών επιμετρήσεων ανα¬ 
δόχου. 

• Έλεγχος και έγκριση Π.Π.Α.Ε. Αναδόχου. 

• Έλεγχος και έγκριση ανακεφαλαιωτικών Πινάκων 
Αναδόχου. 

• Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος και οργανο¬ 
γράμματος. 

• Μελέτη σύνταξη και έγκριση Συμπληρωματικών Συμ¬ 
βάσεων με τον ανάδοχο. 

• Τμηματική παραλαβή ολοκληρωμένων φάσεων του 
έργου. 

• Οριστική παραλαβή του έργου. 

Η Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας ασκείται από στέ¬ 
λεχος με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα απαιτούμε- 
να από τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων και Εκκλη¬ 
σιαστικών υπαλλήλων και επιπλέον έχοντα: Δίπλωμα Μη¬ 
χανικού Α.Ε.Ι. με ΙΟετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
μελέτες και επιβλέψεις τεχνικών έργων, άρτια γνώση μιας 
ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής και άρτια 
γνώση χρήσης και προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολο¬ 
γιστή. 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λευκάδα, 26 Αυγούστου 2004 
Ο Μητροπολίτης 

Τ Ο Λευκάδος και Ιθάκης ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210-9472555 , ίεχ :210-9472556 ίηίθΓΠθΙ : ΗΗρ://νννννν. 6 ΐ. 9 Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπΙβιτιβί 


225 € 

190 € 

320 € 

225 € 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

320 € 

160 € 

160 € 

95 € 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

65 € 

33 € 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

2.250 € 

645 € 

225 € 

95 € 

- 

450 € 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της 
ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 θυτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 
και το ποσό υπέρ ΤΑΠ ΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης 
(διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηίθΓΠθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ . 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
































